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६. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत प्रकल्प मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या 
दिनांक ०९ मार्च, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढविण्या 
करिता संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान 
महाभियान राबविण्यात येत आहे. 


०२. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत गंगाखेड नगरपरिषद रस्ते विकास प्रकल्प 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत संदर्भाधीन क्र. ५ च्या पत्रान्वये राज्यस्तरीय मान्यता 
समितीकडे मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, नांदेड विभाग यांनी तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प 
मान्यता समितीने दिनांक ०९ मार्च, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारसीनुसार सदर 
प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सादर करण्यात आलेल्या गंगाखेड 
नगरपरिषदेच्या रस्ते विकास प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतूदीच्या व 
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सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून खालील विवरणपत्रात नमूद 


केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. या प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे 


विवरण पुढीलप्रमाणे आहे :- 

अ. रस्त्याचे नांव कामाची मुळ 
क्र. किंमत (रु.) 

(1 नांदेड US अनिसभाई ते प्रस्तावित रिंग रोड पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ९०८३४९०४ 
; ee गृहनिर्माण सोसायटी ते शिवराज मुंडे पर्यंत रस्ता ९२७२७२९७ 
3 स्वर्ण हॉटेल ते रायगड चौक पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. २२७०८७२६ 
४ | POP यांचे घर ते परभणी रोड डी.पी. पर्यंत रस्ता पर्यंत रस्ता कॉक्रोटीकरण करणे. ४८४४५२८१ 
4 जायकवाडी कमान ते गौतमनगर पाण्याची टाकी पर्यंत रस्ता काक्रोटीकरण करणे. ६२८२७४७५ 
र Olle रोड ते शेवाबाई शाळेचे मैदान पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ५१४७३११२ 
७ | ONS रोड ते मुंढे ते माधव फड यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ३०२७८३०१ 
८ ।बलैतेगित्तेते टकले यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. २९६७२७३६ 
९ यज्ञभूमी ते तिडके यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ६०५५६६० 
१० ७ | फुलाबाई ते जोगदंड मंदिर (कृष्ण नगर ) पर्यंत रस्ता कॉक्रोटीकरण करणे. ४२३८९६२ 
११. १ | कदम ते चांद हाजी (अक्सा कॉलनी) पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ६०५५६६० 
qa | कुंद मेडिकल ते गुडाळे कापड दुकान पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ३६३३३९६२ 
१३ | दामा कॉम्पलेक्स ते नांदेड रोड पर्यंत रस्ता कॉक्रोटीकरण करणे. १२७१६८८६ 
१४ | डॉ. बियानी ते समृध्दी होटेल पर्यंत रस्ता कॉक्रोटीकरण करणे. १०२९४६२२ 
१५ बालाजी मंदिर कमान ते शिवानंद आश्रम पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. २४२२२६४१ 
a6 लहाने ते मस्जिद ते एम.एस.ई.बी.डी.पी. पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ३९३६१७९१ 
१७ | राणी सावरगांवकर रोड ते मेहरा कॉटन पर्यंत रस्ता काक्रोटीकरण करणे. २८७६४३८६ 
१८ | दुध डेअरी ते मुन्नाभाइ पर्यंत रस्ता काक्रीटीकरण करणे. २०५८९२४४ 
qe | I लटपते ते प्रताप मुंढे यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ६०५५६६० 
ना टोकवाडी रस्ता ते चंद्रकांत कदम पर्यंत रस्ता काक्रोटीकरण करणे. २४२२२६४१ 
२१ । तापडिया spar ते सुग्रीव मुंढे पर्यंत पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ३४५१७२६३ 
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२२ सुग्रीव मुंढे ते खुला प्लाट पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ३०२७८३०१ 
२३ भोसले यांचे घर ते वसिम यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. १७०३१५४४ 
ae डी.पी रोड ते फड यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. २७२५०४७ 
24 डी.पी. रोड ते भोसले यांचे घर पर्यंत रस्ता काक्रोटीकरण करणे. २७२५०४७ 
२६ महादेव मुंडे ते नागरगोजे यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ५९०४२६९ 
ay | Stat. रोड ते वैशाली पार्लर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ५९०४२६९ 
7 बालाजी ढाकणे ते राजेभाऊ वेदकर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ५९०४२६९ 
२९ काकाणी अपार्टमेंट ते सचिन काकाणी यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ४९९५९१९ 
३० | महारुद्र मुंढे यांचे घर ते रेल्वे लाईन पर्यंत रस्ता काक्रोटीकरण करणे. १८१६६९८० 
३१ मिनाक्षी मुंढे ते कुंभार यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ११३५४३६३ 
३२ मालटे ते केंगाळ यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ११८०८५३७ 
३३ टकले ते पवार ते मुंढे यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. १४५३३५८५ 
३४ डमरे ते चंदे सर यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ७७२०९६७ 
३५ | राजकुमार पवार ते माधव लटपटे यांचे घर पर्यंत रस्ता काक्रोटीकरण करणे. ४०८७५७१ 
3६ मुंढे ते मुरमुरे फड यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ४०८७५७१ 
३७ | TS बोडके ते बचाटे यांचे घर ( कृष्ण नगर) पर्यंत रस्ता काक्रोटीकरण करणे. ३१७९२२२ 
a उमरे ते राजु जाधव यांचे घर (कृष्ण नगर) पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. १८१६६९८ 
३९ | डी.पी. रोड ते विष्णु मुरकुटे पर्यंत रस्ता कॉक्रोटीकरण करणे. ४०८७५७१ 
४० | परळी रोड ते तापडीया यांचे प्लॉटींग पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. १७७१२८०७ 
४१ | सातपुते ते जाधव ते मंदोडे पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. १४०७९४१० 
7 साठे ते वाघमारे यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. २४०७१२५० 
४३ अजिजभाई ते शादिखाना (SAAT कॉलनी) पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ५९०४२६९ 
gy | आय्या घर ते तापडिया पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ३८६०४८३ 
४५ ज्ञानेश्वर ढवळेकर ते पिंटू मनियार पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ९०८३४९० 
४६ पोस्ट ऑफिस ते कृष्ण मंदिर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ९०८३४९० 


पृष्ठ१०पैकी३ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.१८७/नवि-३३ 


४७ | झोला रोड ते मोसिन ते पिंटू ढवरे यांचे घर पर्यंत रस्ता काक्रोटीकरण करणे. ८१७५१४१ 
व झोला रोड ते सुर्यवंशी ते वाडेवाळे यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रोटीकरण करणे. १२०३५६२५ 
४९ लटपटे यांचे घर ते बाबुराव गायकवाड यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ३७२४२३११ 
दह संतोष ते सिद्दीकी यांचे घर पर्यंत रस्ता कोक्रोटीकरण करणे. ११३५४३६३ 
44 सिद्दीकी यांचे घर ते डा पांडुरंग मुंढे पर्यंत रस्ता कॉक्रोटीकरण करणे. १८१६६९८० 
५२ | सय्यद ग्रामसेवक ते प्रितम आंबुरे पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ७७२०९६७ 
43 जायकवाडी मधील डी.पी. रोड ते घुगे यांचे घर पर्यंत रस्ता काक्रोटीकरण करणे. ४५४१७४६ 
५४ मगरळवाडी रस्ता ते स्वातीताई फड पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. १४०७९४१० 
व मुंढे यांचे घर ते गोविद फड यांचे घर पर्यंत रस्ता काक्रोटीकरण करणे. १५१३९१५ 
Ug गाडशिलेसर ते व्यंकटाद्री निवास पर्यंत रस्ता काक्रोटीकरण करणे. १८१६६९८ 
tis डी. पी. रोड ते सातपुते रोड पर्यंत रस्ता काक्रोटीकरण करणे. पदत ९८ 
ग मुंढे यांचे घर ते भोसले यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रोटीकरण करणे. वेट ९८ 
ye डी.पी. रोड ते राठोड यांचे घर पर्यंत रस्ता काक्रोटीकरण करणे. वेव ९ 
5 शेर खान पठाण यांचे घर ते नंदु पटेल यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रोटीकरण करणे. २४२२२६४ 
६१ आदित्य ट्रेडिंग कंपनी ते शौर्य निवास पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ३०२७८३० 
६२ शेख नुरु ते शोख मुस्कान शेख यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. २४२२२६४ 
६३ | रायगड चौक ते उफाडे पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ८४७७९२५ 
६४ areas ते मोबीन भाई (ARAM कॉलनी) पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ३०२७८३० 
६५ | घुले ते परळी रोड पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ३०२७८३० 
६६ मुंढे ते गित्ते यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ३६३३३९६ 
६७ मारोती मंदिर ते निरस पर्यंत रस्ता काँक्रोटीकरण करणे. २४२२२६४ 
६८ | गायाळ यांचे घर ते सावंत ते साळुंके यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ५४५००९४ 
६९ सातपुते सर ते कदम सर यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ३६३३३९६ 
७० | डॉ.लाइन रोड ते विजयकुमार तपाडीया पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे . ४२३८९६२ 
व ढवरे यांचे घर ते मनोज नळदकर यांचे घर पर्यंत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. ५४५००९३ 


पृष्ठ१०पैकी४ 


झासन निर्णय क्रमांकःनगरो-२०२३/प्र.क्र.१८७/नवि-३३ 


एकुण (रुपये) | १०९१८३५५४२ 


VQCC Testing Charges १३६६९०३ 


Royalty Charges ४४२५८९२७ 


Add GST १८% २०४७४२३०५१ 


Labour Insurance १% 9930898 


Total 93434990319 


Say Rs. 934.34 Cr. 


प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी कार्यादेश दिनांका पासून १८ महिने राहील. 


०२. गंगाखेड नगरपरिषदेच्या रस्ते विकास प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे राहील :- 


राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य 
व नागरी स्थानिक योजनेची cs eee en eee 
अ. कत ih मंजूर किंमत अनुज्ञेय अनुदान (प्रकल्प | संस्थेचा सहभाग (प्रकल 
ज्य संस्थेचे नाव | मंजूर किंमत किंमतीच्या ताच्या 
किंमतीच्या ८५%) किंमतीच्या १५%) 
| a | 2 3 8 4 
ra गंगाखेड रु. १३५.३५ रु. ११५.०४७५ रु. २०.३०२५ 
नगरपरिषद कोटी कोटी कोटी 


०३. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथीळ शासन निर्णयानुसार गंगाखेड नगरपरिषदेच्या रस्ते विकास 
प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ) प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा :- 
१. सदर प्रकल्पाचे कार्यान्वयन गंगाखेड नगरपरिषदेमार्फत करण्यात यावे. 
२. सदर प्रकल्पास मान्यता देताना राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने विहित केलेल्या 
सर्व अटींची पूर्तता करणे कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


ब) सुधारणांची पूर्तता :- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या 
शासन निर्णयानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खाली दर्शविलेल्या बंधनकारक व 
वैकल्पीक सुधारणा (रिफॉर्म) पूर्ण करणे आव्यक राहिल. त्यापैकी co टक्के वैकल्पिक 
अटींची पूर्तता प्रकल्पाच्या दुसऱ्या वर्षापर्यंत करणे आवश्‍यक राहील. 


1) बंधनकारक सुधारणा :- 

१. प्रकल्प मंजूरीच्या पहिल्या वर्षात नगरपरिषदेने त्यांच्या कामकाजाचे पूर्ण 
संगणकीकरण करणे अनिवार्य राहील. यात प्रामुख्याने ई-गव्हर्नन्स, लेखा, जन्म-मृत्यू 
नोंद सुधारणा याची १०० Cah अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. 

२. उचित उपभोक्ता कर लागू करुन किमान Lo टक्के वसुली करणे. 

३. नागरी क्षेत्रातील गरिबांसाठी अर्थसंकल्पात विवक्षित निधीची तरतूद करणे. 

४. संबंधित स्थानिक नागरी स्वराज्य संस्थेने, द्विळेखा नोंद पद्धती सहा महिन्यात पूर्ण 
करणे आव्यक राहिल. 
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& टं 


1) 


संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे 
पुनर्मुल्यांकन झाळे नसल्यास, प्रकल्प मंजूरीपासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत ते 
पूर्ण करणे बंधनकारक राहिल. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने “घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६” च्या 


तरतूदीनुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन उचित रित्या करणे 
बंधनकारक राहील. 

संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता कराची व 
पाणीपट्टीची वसुली पहिल्या वर्षी किमान ८०% करणे बंधनकारक राहील. त्यापुढील 
वर्षात सदरहू वसूली उर्वरीत ९०% या प्रमाणात करणे आवश्‍यक राहील. 


वैकल्पिक सुधारणा:- 


. मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी 


भागातील सांडपाण्याचे पुर्नप्रक्रिया व पुर्नवापर करण्याबाबतच्या घटकांचा समावेठा 
त्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये करावा. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या इमारतीवर पर्जन्य 


जलसंचय करावे. 


. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने नियमितपणे जल लेखापरिक्षण (वॉटर 


ऑडीट) करुन घ्यावे. जल लेखा परिक्षण अहवालात नमूद त्रूटींचे निराकरण 
करण्याबाबत संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने, त्यासंदर्भात आवश्‍यक कृती 
कार्यक्रम तयार करुन विहित कालावधीत त्रूटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक राहील. 


क) निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- 


१, 


महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय 
मान्यता दिल्यानंतर संबंधित नागरी स्वराज्य संस्थेने प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा 
(Financial Closure Report) नगर विकास विभागास सादर करावा. त्यानंतर व 
कार्यादेश दिल्यानंतर सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्यात 
येईल. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान अंतर्गत मंजूर प्रकल्पास पहिल्या 


हप्त्याचा निधी वितरीत केल्यानंतर तो हप्ता व स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा त्या 
प्रमाणातील स्वहिस्सा हा एकत्र निधी, शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहित 
केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. 


. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा 


निधी उभारताना नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी त्यांना राज्य शासनाकडून प्राप्त 
झालेल्या १४ व्या वित्त आयोग (मुलभूत व कार्यात्मक) अनुदानाशी तसेच प्राप्त होणाऱ्या 
१५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाशी सांगड (Convergence) घालणे आवश्‍यक 
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राहील. यासाठी त्यांनी यामधून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करुन ठेवणे त्यांच्यावर 
बंधनकारक राहील. 


. राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याच्या अनुदानाची रक्‍कम व त्या 


प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जमा केलेली पहिल्या हप्त्याची स्वहिऱ्याची 
रक्‍कम अशा एकत्रित रकमेच्या ७५ टक्के खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, नगरपरिषद 
प्रशासन संचाळनालयामार्फत शासनास सादर केल्यानंतरच राज्य शासनाचा दुसरा 
हप्ता वितरीत केला जाईल. 


. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दुसर्‍या हप्त्याची मागणी करण्याचा प्रस्ताव 


नगरपरिषद प्रशासन संचाळनाल यामार्फत शासनास सादर करावा. नगरपरिषद 
प्रशासन संचाळनालय यांनी प्रस्तावांची छाननी करून उचित अभिप्रायांसह शासनास 
प्रस्ताव सादर करावा. 


. या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास राज्यशासनाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेस 


राज्यशासनाचा हिस्सा मंजूर केल्यानंतर त्यामधून खर्च करताना प्रत्येक टप्प्यावर 
प्रत्येक देयकामध्ये राज्यशासनाच्या AAA जेवढी रक्‍कम प्रदान होणार असेल 
त्याप्रमाणात संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्वहिउऱ्याची रक्‍कम प्रदान करावी. 
यामुळे अशा योजनेत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा एकाच वेळी भरण्याची वेळ 
येणार नाही. 

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानामधील मंजूर प्रकल्पांसाठी राज्य 
शासनाने मंजूर केलेला निधी फक्त त्याच प्रकल्पासाठी वापरता येईल व तो अन्य 
कोणत्याही कामासाठी वळवता किंवा वापरता येणार नाही. अशाप्रकारे मूळ निधी किंवा 
त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे ही गंभीर 
स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल, त्यासाठी संबधित स्थानिक स्वराज्य 
संस्था/संबधित अधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील. 


=) निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश व कार्यान्वयन :- 


१, 


या अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ७ दिवसाच्या 
कालावधीत निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व ९१ व्या 
दिवसापूर्वी कामाचा प्रत्यक्ष प्रारंभ करणे बंधनकारक राहील. या प्रकल्पासाठी 
कार्यान्वयन यंत्रणा गंगाखेड नगरपरिषद आहे. त्यामुळे या कालमर्यादेचे पाळन 
करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, गंगाखेड नगरपरिषद यांची राहील. 


. सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविताना संदर्भाधीन क्रमांक 3 च्या शासन 


निर्णयातील सूचनाचे तंतोतंत पालन करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. यानुसार कार्यवाही न झाल्यास संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अशा 


प्रकल्पासाठी मंजूर केलेला निधी त्यावरील व्याजासह शासनास परत करणे आव्यक 
राहील. 
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8. 


सदर रस्ते विकास प्रकल्प पूर्ण करताना राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. ४ येथील 
शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. 
या प्रकल्पातील रस्ते पाणीपुरवठा/मलनि:स्सारण अशा कामांसाठी पुन्हा खोदावे 
लागणार नाहीत अशा पध्दतीने या रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन करण्यात यावे. तसेच, 
सदर प्रकल्पात नमूद कामे मागील ५ वर्षात इतर कुठल्याही योजनेमधून करण्यात 
आलेली नाहीत याची पुनश्च खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्याधिकारी 
यांची राहील. 


. सदर प्रकल्पासाठी विहित केलेल्या कार्यमर्यादेत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करणे संबंधित 


कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


. सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असलेल्या 


वस्तूंची खरेदी ही प्रकल्पाच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या 
मार्गदर्शनाने करावी. 


. सदर प्रकल्पासाठी सुरुवातीला अनावऱयक स्वरुपात कोणत्याही प्रकारच्या वस्तूंची 


खरेदी करणे व त्यासाठी प्रकल्प निधीतून प्रदान करणे ही गंभीर स्वरुपाची वित्तिय 
अनियमितता समजण्यात येईल व त्यासाठी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा व प्रकल्प 
व्यवस्थापन सल्लागार यंत्रणेस जबाबदार धरण्यात येईल. 


इ) प्रकल्पांचे त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण :- 


«» महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत मंजूर प्रकल्पांचे, 


अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यावर वेळोवेळी शासनाने विहीत केलेल्या यंत्रणेंपैकी 
एका यंत्रणेकडून “त्रयस्थ तांत्रिक परिक्षण” (थर्ड पार्टी टेक्नीकल ऑडीट) संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करुन घेणे बंधनकारक राहिल. तसेच प्रकल्पांतर्गत 
दुसरा हप्ता मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना सदर “त्रयस्थ तांत्रिक 
परिक्षणाचे” गुणवत्तेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. तदृ्‌नंतरच 
दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत केला जाईल. 


फ) प्रकल्पासाठी आव्यक स्वहिऱ्याचा निधी भरण्याकरिता कर्ज उभारणी :- 


१, 


महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातंर्गत” मंजूर प्रकल्पांसाठी संबंधित 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचा स्वहिऱ्याचा निधी उभारण्यासाठी 
“राष्ट्रीयकृत बँकांकडून” तसेच “मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण” 
(एमएमआरडीए), “महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कंपनी मर्यादीत” 
(एमयुआयडीसीएल) व शासन मान्य वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची मुभा राहील. 


. तथापि, वित्तिय संस्थांकडून कर्ज घेताना त्यासंदर्भात आवश्‍यक त्या बाबींची पूर्तता 


केल्यानंतर प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून कर्ज घेण्याबाबत शासनाची परवानगी 
घेण्यात येईल. तसेच शासनाच्या विहित प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून आव्यक 
कार्यवाही करणे बंधनकारक राहिल. 
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ग) प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती :- 


१: 


महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या देखभाल व 
दुरुस्तीबाबत आवश्‍यक ते नियोजन संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेमार्फत करण्यात यावे, 
जेणेकरुन सदर प्रकल्पांतून होणारी फलनिष्पत्ती ही शाश्वत राहील. 


. सदर योजनेची देखभाल व दुरूस्ती करण्याची जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक 


स्वराज्य संस्थेची राहील. योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीसाठी कोणताही निधी 
शासनाकडून प्राप्त होणार नाही. 


. प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये 


नमूद केलेप्रमाणे रस्ते विकास कराची आकारणी करणेबाबत सर्वसाधारण सभेची 
मान्यता घेऊन त्याअनुषंगाने आव्यक कार्यवाही करणे नगरपरिषदेवर बंधनकारक 
राहील. 


ह) इतर बंधनकारक act शर्ती - 


१. राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मजूर झाल्यानतर 


मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या 
करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 


२. संदर्भाधीन क्र. १ ते ४ या शासन निर्णयातील तरतूदी तसेच सर्व अटी व शातींची पूर्तता 


करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३०३२९१५०४५४८३२५ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Cc Av AD  -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C 


SHRIKANT ५०... 
C ANDGE Sse en 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्यसचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा विभाग, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग(२), मंत्रालय, मुंबई. 
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७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल,मुंबई. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 
qo, विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद. 
११. जिल्हाधिकारी, परभणी. 
१२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड विभाग. 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, परभणी. 
१४. मुख्याधिकारी, गंगाखेड नगरपरिषद, गंगाखेड. 
१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 
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